डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मागासवर्गीय 
मुलांचे शासकीय वसतीगृह, धारणी 
जि.अमरावती येथील नवीन इमारत 
बांधकामाच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय 
मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व fears सहाय्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: बीसीएच-२०२३/प्र.क्र.७३/बांधकामे 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- २१ जून, २०२३. 


वाचा :- 


) शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, क्र.बीसीएच-१०९४ / 
प्र.क्र.३२०/ मावक-४, दि.२४ जानेवारी,१९९६. 

२) आयुक्‍त समाजकल्याण पुणे यांचे पत्र जावक क्र.सकआ/शिक्षण/बांधकामे/मुलांचे AWAY 

धारणी/अमरावती / का-५अ/१०००,दि.२३-०२-२०२३रोजीचे पत्र 


Ee) 


प्रस्तावना :- 

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मुलांचे शासकीय वसतीगृह धारणी जि.अमरावती यांना मुलांचे 
शासकीय वसतीगृहांचे बांधकाम करण्यास संदर्भ क्र.१ च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात 
आलेली आहे. समाज कल्याण आयुक्त पुणे यांनी संदर्भ क्र.२ च्या अनुसार डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर 
मागासवर्गीय मुलांचे शासकीय वसतीगृह धारणी जि. अमरावती या शासकीय वसतीगृहाचे नवीन 
इमारत बांधकाम प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे. या इमारतीच्या बांधकामासाठी 
रु.१४,९९,८९,०७७/- (अक्षरी रूपये चौदा कोटी AAA लाख एकोणनव्वद हजार सत्याहत्तर 
फक्त) इतक्या रकमेचा प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे. त्यानुषंगाने सदर प्रस्तावास प्रशासकीय 
मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


आयुक्त, समाज कल्याण, पुणे यांनी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मागासवर्गीय मुलांचे शासकीय 
वसतीगृह, धारणी जि.अमरावती येथील वसतीगृह नवीन इमारत बांधकामाचा प्रस्ताव शासनास 
सादर करण्यात आला आहे.सदर अंदाजपत्रकास उपविभागीय अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम 
उपविभाग धारणी यांनी सादर केले आहे असून मुख्य अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग,अमरावती यांनी प्रमाणित केळे आहे. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मागासवर्गीय मुलांचे 
शासकीय वसतीगृह, धारणी जि.अमरावती येथील शासकीय वसतिगृहाचे नवीन इमारत 
बांधकामाच्या प्रस्तावास खालील अटींच्या अधिन राहून मान्यता देण्यात येत आहे:- 

अ) काम सुरू करण्यापूर्वी नमुना नकाझा तसेच विस्तृत नकाझास वास्तुविशारदांकडून मंजूरी 

घेऊनच सुरु करावे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीसीएच-२०२३/प्र.क्र.७३/बांधकामे 


2. 


ब) ढोबळ स्वरुपात धरण्यात आलेल्या तरतूदीबाबत काम करतेवेळी विस्तृत अंदाजपत्रक 
करुन काम हाती घ्यावे. 

को) प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र.इएनव्ही-२०१३/ प्र.क्र.१७७ / 
तां.क.१. दि.१० जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार 
कार्यवाही करण्यात यावी. 

ड) सदर कामाच्या बांधकामाचा खर्च सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाकडील 
उपलब्ध असलेल्या नियतव्ययामधून करावा. 

इ) सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या शासन निर्णय क्र.बीडीजी २०१७/ प्र.क्र.६०/इमारती-२, 
दि.०७/०७/२०१७ अन्वये कार्यवाही करण्यात यावी. 

ई सदर अंदाजपत्रक उपविभागीय अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग, धारणी व 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती यांचे साक्षांकन आवश्‍यक 
आहे. तसेच, विभागाच्या वतीने प्रादेशिक उपायुक्‍त, समाज कल्याण, अमरावती यांचे 
साक्षांकन आवश्‍यक आहे. 

उ) नियोजित जागा विभागाच्या ताब्यात असल्याचे प्रमाणपत्र प्राप्त करून सदर कामाच्या 
निविदा सूचना प्रसिध्द करण्यात याव्यात. 


सदर डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मागासवर्गीय मुलांचे शासकीय वसतीगृह, धारणी 


जि.अमरावती येथील नविन इमारत बांधकाम प्रस्तावास सविस्तर अंदाजपत्रकास सक्षम 
प्राधिकाऱ्याची तांत्रिक मान्यता प्राप्त करून, विहित नियमानुसार अटी व art निश्चित करून ई- 


निविदा प्रसिध्द करण्याची कार्यवाही कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अमरावती 


यांनी तात्काळ करावी. 


३. 


प्रस्तुत प्रस्तावाची Recapitulation Sheet खालीलप्रमाणे आहे. 


Name of work:-Construction of Babasaheb Ambedkar Government Hostel (Social Welfare Department )For 
Backward Students at Dharni (G+1) (Capacity-75 Students. Dharni Dist. Amravati 


A) Cost of Building 
Hostel building 
Built Up Area=2466.46sqm 
Built Up Area Rate=36905Rs/Sqm 
*Above details to be given for each building proposed in the 
estimate 
Cost of total building to be constructed Total A 78341571.00 
B) Electrification 
1 5% Internal Electrification&6%External Electrification 
Including transformer,MSEB charges,street light Etcl1%on A_ | 8617573.00 
2 Ext.Water Supply &Sanitation 8% on A 6267326.00 
3 Construction of Internal Road: concrete Pavement/Bituminous | 1270500.00 
Length=100m Avg Widh=3.75m Cost/Rent=3388.00Rs/Sqm 
| 4 | Furniture(4% Of A) 3133663.00 


5 Construction of Compound Wall-Brick/Block/R.C.C. 3993000.000 
Length=m Average Height=m Rate/Rmt=Rs/m aa | 
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| 6 | Water Proofing 2685997.00 
7 Land Development and Aboriculture(L.S) 
Plot Area=1600.00sq.m. Cost per sq.m=1000Rs/Sqm 1600000.000 
| 8 | Parking Arrangment-Cycle Stand 1000000.00 
| 9 | Ramp For Handicapped 500000.00 
10 Bore Wall GSR 1000000.00 
11 Plinth Protection (1% Of A) 783415.71 
12 Soil Investigation (L.S.) 300000.00 
13 Fire Fighting & arrangement 200000.00 
14 Solar Energy System(L.S) 500000.00 
15 Rain Water Harvesting (L.S) 500000.00 
Total(B) | 32351474.71 
Total c =A+B | 110693045.71 
C) Add 10% for Price Escalation on C 11069305.00 
D) Add 1% for Royalty Charges on C 1106930.00 
E) Add 4% for contingencies Charges on C 4427722.00 
F) Add 1.00 for insurance charges on C 1106930.00 
G) Add1.5% for quality control&testing on C 1660396.00 
H) Add for GST @18% on totl construction cost On C 19924748.00 
Total(D) | 3929603 1.00 
Grand total (C) +(D) | 149989076.71 
Say Rs | 149989077.00 
४. या वर होणारा खर्च मागणी क्र. एन-४, मुख्य लेखाशिर्ष ४२२५-अनुसूचित जाती, अनुसूचित 


जमाती आणि इतर मागासवर्ग यांच्या कल्याणावरील भांडवली खर्च, २७७-शिक्षण, पंचवार्षिक 
योजना अंतर्गत योजना-राज्य योजनांतर्गत योजना, (०१) (०३) मागासवर्गीय मुलां-मुलींसाठी 
शासकीय वसतीगृह बांधणे (४२२५ ०४८१), ५३-मोठी बांधकामे या लेखाशीर्षाखाली खर्ची घाळून तो 
सन २०२३-२४ या वित्तीय वर्षात करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पीय तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. 


वि 


सदर प्रकरणी आयुक्‍त, समाज कल्याण, पुणे यांना नियंत्रक व प्रादेशिक उपायुक्त, समाज 


कल्याण, अमरावती यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


&. 


हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आळा असून, त्याचा संगणक सांकेतांक क्र. २०२३०६२२१३०४५५८७२२ असा 


आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


Digitally signed by ANIL KONDAJI AHIRE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SOCIAL 
JUCTICE AND SPECIAL ASSISTANCE DEPARTMENT, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
2.5.4.20=9004dcdaa635070d60922aaa5dec8888d343a47356798e 
6c9cf27e4353d60e51, postalCode=400032, st=M. ht 
serialNumber=FD9B93035F4DA 174CO04FA7 1634FE1F6AA493C78 
A5335F98565 1F937888DF7A89, “ANIL KONDAJI AHIRE 
Date: 2023.06.22 13:06:52 +05'30' 


(अनिल ay. आहिरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. आयुक्‍त, समाज कल्याण, पुणे 

२.उपसचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमारती-१/२), मंत्रालय, मुंबई-३२ 
३.मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, अमरावती 

४.अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, अमरावती 
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५.कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, अमरावती 
६.महालेखापाल महाराष्ट्र १/२ (लेखापरीक्षा/लेखाअनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर, 
७.प्रादेशिक उपायुक्‍त, समाज कल्याण विभाग,अमरावती 

८.सहायक आयुक्‍त, समाज कल्याण, अमरावती 

९.जिल्हा कोषागार अधिकारी,नागपूर/अमरावती 

१०.निवडनस्ती (बांधकामे). 
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